:_ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 
' ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


6.02 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


:ಶ್ರೀಕೆಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ 
(ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 


s 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು. ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ | 
(ಸಚಿವರು: 


ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ 

ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ 
ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ ಸುಸ್ಲಿರ ಕರಾಬಳಿ 
ಸಂರಕ್ಷಣಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ" ಯೋಜನೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಧ್ರಾಜ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ 
ಯಾವುವು: ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು | ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಸುಸ್ಲಿರ ಕರಾವಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾವ | ನಿರ್ವಹಣಾ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ: 2 
ನೀಡುವುದು) ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಆಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತಕ್ಕೆ 


ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಡಲ ತೀರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು ಬಂದರು 
ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಯಾವುವು: ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: (ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


\ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತಕ್ಕೆ 
ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಡಲ ತೀರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ 
ಕೊರೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು ಏಂದರು ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿರುವ 
ಹಿಯಾಯೋಜನೆಯ - ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿದೆ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: 1bD 30 PSP 2022 (E-691093) 


ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆಸಚಿವರು 


ಅಮಬಂಭ-1 
ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮಂಜೂರಾ ಗುತಿಗೈಕರಾರು [ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಪುಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 5 
ಕಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ನೂ ಸ ¢ ಕ ಕರಾರು Pe d fa ಕಾಮಗಾರಿ [ಪೂರ್ಣಗೂಂಡ | ಒಟ್ಟು ವೆಜ್ಜ ಷರಾ 
§ ಮೊತ್ತ ್‌್‌. ಧ್‌: ಪ್ರಾರಂಭವಾದ] ದಿನಾಂಕ 
ಮೊತ್ತ 
ದಿನಾಂಕ « 
is 2 3 4 5 6 | 8 9 0 | n 12 
Tranche Il - 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5051-80-800-0-04-132 
J 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ 
_ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1825 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ 
Community Subprojects - A ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲೂರು ಉತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 
1  |ಮತ್ತು ತುಂಬೆ ಬೀಲ-ಮಂಕಿಯಲ್ಲಿ |] ಮಡ ಭಟ್ಕಳ 10.55 876 876 07.1119 31.03.2021 078 |ಇನ್ನೂ 4.675 ಕಿ.ಮಿ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ದಿಣ್ಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಈ 2 ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. 
ಪ್ರಸ್ತುತ, 1825 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಡ್ಯೂನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
Mis; ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಸಿ ನೆಡುವ 
IN NK Ramalingam ಕಾಮೆಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
+ Construction i ಹ 
Company ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 13.50 ಕಿ.ಮೀ. ಉದಕ, 
Private Limited ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
Community Subprojects - B ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣ! 
p ಧಾರೇಶ್ವರ, ಕಡ್ಲೆ-ಬೀರಕೋಡಿ ಉತ್ತರ - ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಮತ್ತು ಗಂಗೆಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು | ಕನ್ನಡ ಕುಮುಟಾ 20.96 17.77 17.77 07.1119 31.03.2021 199 ಇನ್ನೂ 949 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ದಿಣ್ಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು - RZ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. 
ಪ್ರಸ್ತುತ, 200 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಡ್ಯೂನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 140 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ಮಕ್ಕೆ 
ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. { 
[ : 
Tranche il Total 


ಎ 277 


ಅಮಬಂಧ-2 


ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
. ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 
'ದಕ್ಲಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ಮಂಜೂರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು 
ಗುತ್ತಿಗೆ R ಪುಕಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಸಂ] ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ Ried R Be ಮಿ ಕರಾರು ನಂ ಅ ಗುತ್ತಿಗಿದಾಲರ ಕಾಮಗಾರಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಒಟ್ಟುವಚ್ಕ ಷರಾ 
ಭಾ ಕೇತ್ರ ಮಾ ಮೊತ್ತ ್‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ 
ದಿನಾಂಕ 
IW 1 IW 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
1 al 
Tranche | 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : $051-80-800-0-80-132 R 
| a TT ರಾ” 
ಮೇ॥ 
ದಕಿಣ 8 ಇನ್‌ಶೋರ್‌ ಬರ್ಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಶೊ i ಡಿ.ಎಸ್‌. ಸಿ 
} ಉಸಲದಲ್ಲಿ ೨ ಶೋರ್‌ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು 26.25 25.51 38.60 ಅಲ್‌ಧಿಬನ 03.12.2013 30.06.2018 38.60 [245 ಮೀ. ಉದ್ದದ ನದಿ ದಂಡ ರಿವೆಟ್‌ಮಂಟ್‌ 
ಗೆ ನಿ ’ " ಗೊಲ ದೆ. 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಕೊಚ್ಚಿನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಃ 'ಡರುತ್ತ. 
- I I 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 
ಮೇ॥ ಆರ್‌.ಬಿ. ಮ ¥ 
ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ದಕ್ಷೀೂ [ಮ೦ಗಳೂರು, ಚವಾಣ್‌ - ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಥಿಲಗೂಂಡಾರುವು ಉತ್ತರೆ 
2 ವಾಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರನರ್‌ ಕನ್ನಡ/ 46.40 4091 58.32 | ಅರ್ಜುನ್‌ ಅರ್ಥ್‌ 01.12.2014 30.05.2017 5832 J 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು ರಚಿ) ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ 
ದಕ್ಕಿಣ ಮುಂಬಾಯಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ವಾಟರ್‌ನ 3/1 ೧ರ ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
| | Lo L 
ಮೇ॥ದರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 
ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ 2 ದಕ್ಕಿಣ ಡ್ರಡಿಲಗ್‌ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 390 ಮೀ. ಮತ್ತು 315 ಮೀ 
3 ಆಫ್‌ಶೋರ್‌ ರೀಫ್‌ಗಳ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು 88.00 110.00 110.00 as ಧ್ರಾಸ್ಕೃಕ್ಸ ರ್‌ 01.12.2014 26.05.2017 17.63 ಉದ್ದದ 2 ಆಫ್‌ಶೋರ್‌ ರೀಫ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಗಳೂರು pW pi Ml ತೀರದಿಂದ 700 ಮೀ. ಮತ್ತು 500 ಮೀ. 
K ” > ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
(ME } | 1 
Tranche | Total 204.55 
L. 1 iW —— 
Tranche Il 
— 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5051-80-800-0-04-132 
SOMESHWARA ದಕಣ ME hart 
4 construction of Geotextile | ಈಸ್ನಡ/ | ಮಂಗಳೂರು 3215| 2729 2633| 99 8 07.12.2018 28.09.2020 23.58 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
Infrastructure 
Revetment ಮಂಗಳೂರು RN 
1 Limited Fd | 


ಅಮಬಂಧಭ-3 


ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಸುಸ್ಮಿರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ಮಂಜೂರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕತ pf ಕಾಮಗಾರಿ 
ಲ್ಲೆ py - ದ! "ಫಲ" ಶಾ! ಗಾ! 
ಕಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಜಲ್ಲೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ |] ಮೂಲ |" ರು | ಗುತ್ತಿಗೆ | ಗುತ್ತಿಗದಾರರಹಸರು | ಸಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ | ಫ್ರಾರ್ಣಗೂಂಡ | ಒಟ್ಟು ವಚ್ಚ ಷರಾ 
ತಾಲೂಕು ಕ್ನೇತ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮೊ. ತ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದನಾಂಕ 
ಮೊತ್ತ * - ದಿನಾಂಕ 
| | — — — es _ I 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 Ul 12 
IN 5 (WR 
Tranche |} 
| _ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಪಿಕೆ : 5051-80-800-0-04-132 
- TT 
UDYAVARA Construction of 
ಉಡುಪಿ/ Mys. Yojaka -Comacoe ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 
Rock h ನ _ 4. . ig 
1 ‘oc Groynes ೩೧ರ eac! ಉಡುಪಿ ಕಾಪು 99.85 78.44 64.03 “RDS OV) 24.03.2017 14.05.2019 6402 6:0೪ಗes ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 
Nourishment. 
| | —y 
MARAVANTHE Construction ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 15 ' ್ರಂyಗes 
PN -RDS- 
2 of Groynes and Sand ಫಿ | ಬಂದೂರು 9223 8827 7236} MS ಲಂ ROS 04.03.2017 31.05.2019 6752|ಗಳು ಹಾಗೂ 9 "T' 9೯0೧s ಗಳನ್ಬು 
Redistribution ಯಹ 00) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 
nul — 1 [ 
1 | 
i ಕೋಡಿಬೇಂಗ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4100 ಮಿ. 
KODIBENGRE Construct ಉಡು: Ny 
3 struction ಈ | ಉಡುಪಿ 75.88 6139 72.64 | Ms. RCCL & Dharti v)| 2812207 19.08.2019 7245 |ಉದ್ದದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
of Rock Revetment ಉಡುಪಿ 
- - ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
+ — Ru 4 J — 
Kodikanyana ನರ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು 
Community Awareness and | ಉಡುಪಿ/ Sri Annapoorneshwari - p ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು 1500 ಮೀ. 
4 
Trainings on Maintenance of | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 0೨7 096 036 Nursery & Farm 01122018 3107-2020 087 ಉದ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1440 
Plantations and Nurseries ಮೀ. ಉದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
— - — 
- | — 
Yermal Thenka - Rock ಉಡುಪಿ / Ms. Sripathy ON 3290 ಮೀ. ಉದ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆ 
07.201 2. . 
5 Revetment ಉಡುಪಿ ಕಾಪು 53.02 40.32 45,07 AsSoCeates 22.07.2019 31.12.2020 44.30 ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 
} - I [ 
[Franche ii Total Tr 1 34a 


ಅನಮುಬ೦ಭ-4 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು) 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 T 
ಕ್ರ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ. ಮಂಜೂಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಲಡರ್‌ ಮೊತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲತ 
— 
1 2 F 4 I FS rd 7 pS 1 
ಸ) [ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |] | 
ಸ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ — 
 [ತಾರವಾರೆ-ಅಂಕೋಲಾ ವಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರ I T IW NN 
Construction of Emergent Sea Erosion Protection _ ಸ್ಮಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧದಿಂದ 
1 wail in front of Hanuman Statue at Rabindranath | ಬಂಬಜಸಾ-106/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2/ 1500 1418 060 1358 ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೃಸಾಪಿತ ಚೃನೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ 
tagore beach in Karwar Taluk of Uttara Kannada | 2016 ದಿನಾ೦ಕ: 14-07-2017. * 7 ” " ಬದಲಾಗಿ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚೈನೇಜ್‌! 
district 2೪9.248 ರಿಂದ 299.296 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳಲಾಗುವುದು. 
_ L 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ| ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. 
2 [ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ] ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(2- 170.00 179.24 078 178.46 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 299.248 ರಿಂದ 299.483) 351912) ದಿನಾ೦ಕ: 28-09-2020 | 
ನತರ ನಡ ಇಲಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ | ನಂದ ವತನ 1 T 
ಬೊಬ್ರುವಾಡಾ ಪಂಚಾಯತ ನದಿಭಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ | ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. 
3 ಬು ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ Ria » ಲ] ಏಡಿಡಿ ೩2 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(3- 200.00 207.27 7617 13110 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
We > 351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020 
IN — 1 
3 [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ[ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 247.15 ರಿಂದ ಚೈ 247585ಕಿಮೀ ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(%- 350.00 365.93 113 364.80 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವರೆಗೆ 351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020 Kl 
|_| I FB 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಫರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಸ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ದ ಕೂರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ|ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. 
5 [5ಂಮಗಾರಿ (ಜೈ 247740 ರಿಂದ ಚೈ 248.000 ಕಿಮೀ ಐಡಿಡಿ ೧ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ- 200.00 211.01 6162 149.39 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
351912} ದಿನಾ೦ಕ: 28-09-2020 
ವರೆಗೆ | I — 
ಒಟ್ಟು 935.00 977.63 140.30 837.33 


ಕ್ರ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ” 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಅಂಿಬಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
1] 2 3 4 Fy n T 2 - 8 — 
2 |ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ | 
T 7 
ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಭಾರವಾದ ಪೀಠದ 
p R R ಅದೇಶದಂತೆ, ಮೆ॥ ಯೋಜಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ 
Construction of sea erosion protection wall at [ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ್ಞೇಲೋಇ pe 
1 [Rucrapaca of Gok vilage in kumta taluk, utara | 15 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 201] ಬೆಲಗಳಂರು. 500.00 413.00 0.00 4300 [ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 
kannada district, {ch. 226.500 to 227.00 K.M) ದಿನಾಂಕ 28.03.2017 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು| 
ರ ರ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮರು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
21ರ ತನ್ನಡ ಇತ್ಲ ನವನ ಷಾನ ಇ! 7 Ig 
ಸುದ i Fy ಈ ವಿ ಕಡಲು ಕೊರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ಗ್ರಾಮದ ಅಫನಾ: ರಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತ ಪ್ರಜ 83 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 201. ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ. 20೦.00 21205 21.49 0.56 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
01.03.2018 
— 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬನಶಶಿ! 
ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 
ತಡೆಗೋಡ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೈ 226930 ರಿಂದ 227.230| ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಸಂ :ಲೋಇ 
ಕಿ ಮೀ? ಹಾಗೂ (ಚ್ಯೆ 227.510 ರಿಂದ 227.710 ಕಿ.ಿ೮] 83 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2018 ದಿನಾಂಕ : 
Working Chainage  (್ಯೆ 226.930ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ! 09952019 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ K _ 
5 |27258.ಮಿ ೩ ಚೈ 22750 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227615 ಪತ್ರಸಂ ಐಡಿಡಿ ನ ಪಿಎನ್‌ಪಿ 1000.00 994.36 707.82 28654 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಕಿಮಿ ಮತ್ತು ಗಂಗೆಕೊಳ್ಳದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ! 2020-35192) ದಿನಾಂಕ 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 28092020 
(ಚೈ 229.531 ರಿಂದ 230031 ಕಿ.ಮಿ Working 
Chainage ‘ಚೈ 229.5318.ಮೀ ರಿಂದ 229.936ಕ.ಮೀ) 
— | 
ಒಟ್ಟು 170000 | 1619.41 919.31 70010 


ಕ್ರ ಆಡಳಿತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ. ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಓಿನಾಂಕ ಎಂದಾಲು ಮತತ. ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ 
1 FN 3 4 RT 6 7 F £ ] 
| 2 [ಧಟಳ-ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
Providing Coastal Protective works at 
Murudeshwar Tudli Ch163100-163200 KM. . | ದೇಶ ಸರ: ಲೊ 
, [Mavali Ch.161000-161100 KM. Bengre Ch57000- ಸ ಸ ನ Mn So pe oe ii ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿ ಮ ಬಿಲ್ಲು 
ನ : ಸ್‌ . Y 186 . . k ್ಯ 
157100 K.M, Shirati Alvekodi Ch.160.155- 160.255 ಸಕು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
KM. in Bhatkal Tq of Bhatkal Assembly ೫ 
Constituency in UK Dist fy 
+ 
Providing Coastal Protective Works at Kasarkod HPP, ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣವನು ವಿರೋಧಿಸಿ 
Tonka Ch. 184.180-184.230 K.M. 184.990-185.040 |} ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆಶ ಸಂ: ಲೋಇ k ಸ್ಮಳೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಸುತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
2 |K.M,185.850-185.955 KM. 186.00-186.105 KM. and | 26 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 375.00 41217 96.35 315.82 ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ 
186,200-186.300 K.M. in Honnavar Tq of Bhatkal ದಿನಾಂಕ: 21-05-2018 ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಮಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
[Assembly Constituency of UK.Dist ಮರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ ಭಟ ವದಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ +- rT 1 
ಭಟ್ಕಳ ಬೆಳಕೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಸಮುದ್ರ| ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. 
3 |ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಐಸ್‌ಪಿ 2020(- 200.00 
351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020 
2 302.52 260.99 4153 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ] ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. 
4 |ಜಾಲಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ| ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ- 151.00 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 351912) ದಿಸಾಂಕೆ' 28-09-2020 
ee FN a 
1226.00 § 1271.36 894.20 377.16 
ಉಸ್‌. ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 3861.00 3868.40 1953.81 1914.59 
pS 


ತ್ರ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ i 
MA ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಚರ್‌ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಛ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೃಸ್ತುತ ಹಂತ 
Y WE 3 4 FY 3 Z 8 
ju 
2 [ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ T 
T = 7 
1 |ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
Hl K 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ,ಹಿತ್ಸು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.133017] ಐಡಿಡಿ/2/ ಪಿಐಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- 12.00 1122 1109 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ರಿಂದ 133031 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ] 35912 ದಿ28092020 - - - ” ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| T 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೀಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹೊಸಹಿತ್ಸು ರಾಮಮಂದಿರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಡಲ! ಐಡಿಡಿ/2/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ. 90.00 9027 9026 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ 351912) ದಿ:28.09 2020 - - ” ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿರ್ಮಾಣ. ಚೈ.121407 ರಿಂದ 121537 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
p _ 
ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಣ- ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
. . 7.00 . 86. . _ bp 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೀಶ್ಸರ] 3592) ದಿ:28.09.2020 8 8688 664 09 K ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡೇರಿ ಚೈೆ124125 ರಿಂದ 124.253 ಕಿ.ಮೀ 
L ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡಗೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
p B| 
ಡಿಡಿ/42/ ಪಿವಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ: ಲ 
ಆದ್ರಗೋಳಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ' i 
ತಡೆಗೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ 199% ರಿಂದ 120.034 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ) 
ಒಟ್ಟು 289.00 288.54 288.14 0.00 


ಕ್ರ ಆಡಳಿತ ಅನುಖೋದನೆ ಸೆಂ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Mipeis ತೆ ಟಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪುಸ್ತುತ ಹಂತ 
7 WEN 4 _ 7 f 
L 2 [ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ IN 
T [constuction of Sea wall at Moncor Padukere Horn y | 
Ch 90.290 k.m to 90.690 km in Kundapur Tatuk, 
Udupi District ಅನುಮೋದಿತ ಟಂಡರ್‌ನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ। 
ಲೋಇ/83/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ/2017 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ! 
ಬೆಂಗಳೂರು 500.00 545.72 545.54 018 ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 
ದಿ.22-5-208 ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂದಾಜು 
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ 
ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಮಾನದ 
2 |ಠಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ88182 ರಿಂದ 88262 ಕಿಮೀ ಪಡಿ ಪಿಎಸಿ (a: 80.00 8322 015 8307 ಾಮಗಾರಿ ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡಗೋಡ। Wn 4 " 
ವಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ § 
3 |೬ಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ88262 ರಿಂದ 88342 ಕಿಮೀ ಬಡಿದ ಪಿಎಸ್‌ ಪಿ 2020 (3: 80.00 83.22 000 8322 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು. 
ವರಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ! is " 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ 
ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ KR 
4 |ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚ್ಮ88:71 ರಿಂದ 8887 ಕಿಮೀ ಪರಗ| ನದಿ ಪಿಸ 8000 83.69 000 83.69 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ * ಸಬೇಕಾಗಿದಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತ್ರದ 
ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಮಾನದ - 
5 |ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ88ಿ342 ರಿಂದ 88417 ಕಿಮೀ ಐಡಿರ ಪ ಪಿಎಸಿ ೨095 (9 80.00 8291 00೦ 829, ಕಾಮಗಾರಿ ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ವರಗೆ ಸೆಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡಗೋಡ 28. .- |ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಬ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
H- 1— 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ¥ 
ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ K . _ 
5 |ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈಕ8417 ರಿಂದ 88492 ಕಿಮೀ ನಿಡಿ ಪಿಬಸಾತ 8000 83.69 015 83.54 ರಾಮಗಾರಿ ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ವರಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡಗೋಚೆ 38. ಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ್ರ ಅಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ 
[so ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಲಡಲ್‌ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
[7 FY | 3 Nv 3 f F ig ry ಮ] 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ' _ 
ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥ್ಮೂನದ A 
& - ಗಿ ಷ . 
7 |ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ88492 ರಿಂದ 88.567 ಕಿಮೀ ಅಡಡ ಪಿಸಿ 20203 80.00 83.69 367 8002 ಕಾಮಗಾರಿ ಭ್‌ತಿಕವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ವರೆಗೆ ಸಮುದೃಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ ಗ್‌ W 
ರಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
me k— pe 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ | 
ಸ್‌ ವ ಗಿ ಮ 
8 [ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈಕ8567 ರಿಂದ 88642 ಕಿಮೀ ನಡಿ ಪಿಎಸಾಪಿ 20200 80.00 83.69 0.00 83.69 ರಾಮರ ಭಾತಿಕವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
" |ವರೆಗೆ ಸಮುದೃಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ " ಉಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
''ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ! 
Kd - 59 ಕವಾಗಿ & . ಅಂತಿವ 
9 [ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚ್ಛಕ862 ರಿಂದ 88717 ನಿಮ್ಮೀ ನಡ ಪಿಸ್‌ 20203 8000 8369 05 8354 [ಕಾಮಂ ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ” - 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
df — dl 
10 {Construction of sea protection wok at Sea shore 7 
opposite 10 Kundapur Kadi Highgoli {temple) Bus ) (a- ಂತಿಮ ಬಿ: 
stop {Ch 98900 to 99.300) in Kundapura taluk ಇಡಿದಿಂರ ಪಿಎಸಿ 2020 (ಇ 497.00 52270 52118 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅ ಬಲು 
(working ch 98.900 to 99 365) ' 
i¢ 
ಒಟ್ಟು 7 1637.00 1736.22 1070.84 663.86 li 
FE ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಸ 
1 [ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಡುಕೆರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ) Ww K 
ಪ್ರತಿಬಂದಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 64.550 ರಿಂದ] ನಡಡ/42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- 500.00 470.36 41415 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
2h 351912) ದಿ:28.09.2020 ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
65.930 ಕಿ.ಮೀ) \ " 
3 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿ| ಐಡಿದಿ/62/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- 25000 23547 8663 4884 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ೦ತಿಮ 
ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ ಕಾಮಗಾರಿ 351912) ದಿ:28.09.2020 f ೨ " " ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(ಚೆ. 74.322 ರಿಂದ 74.550 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) - 
3 [ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಜ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು! 
ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಂ೦ಕ| ಐಡಿಡಿ/62/ ಪಿಐಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- 25000 235.47 233.93 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ75.422 ರಿಂದ 756501 351912) ದಿ:28.09.2020 " * ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಿ.ಮೀ) 
Y ಒಟ್ಟು 1000.00 941.30 794.71 148.84 


ಕ್ರ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವಸ್ತು ದಪಾರಕ ಆನಾ ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ L ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾದಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
3 2 2 3 4 5 [3 7 FN 
4 |ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ 
7 ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 1 I 
ವ್ಯಾಪ್ತೀಯ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿಯ ಶನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ] ದಡ ಪಿ 
'ಪಿ 2020 (ಇ- 
ಹತ್ತಿರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ39960ರಿಂದ 40.260 fad pt 100.00 
ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ 
Jomeen — | 
2 [ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಪು ಕೈಪುಂಜಾಲು ಪ್ರದೇಶದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಡಲ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.56400 ರಿಂದ 56.530 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ] ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- 10000 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪೃತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 35192) ದಿ28.09.2020 : 
| ಒಟ್ಟು 1575 ಮೀ. ಉದದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 960 ಮೀ. ಉದ್ದದ 
1805.35 2.38 180297 (ಶೇ.55 ರಷ್ಟು) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
3 ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಡಿಪಟ್ನ ಬಳಿ ವರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ನಿಕೇತನ ಮನೆ ಹತ್ತರ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ 42 685] ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- 
ರಿಂದ 4285 ಕೀಮೀ ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ| 35192 ದಿ28092020 100.00 
ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
4 |ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಕ್ಲೇತ್ರದ ಮುಳೂರು ಕಡಲ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ 51335 ರಿಂದ 51435 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ] ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- 475.00 
ಹಾಗೂ 52.215 ರಿಂದ 52.455 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 351913) ದಿ2809.2020 
5 [ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಡಲ KO 
ತೀರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಚೆಗೋಡೆ| ಬಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- 475.00 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ 39.620 ರಿಂದ 39.960 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 351912} ದಿ:28.09.2020 i 
6 |ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾವು ಕೇತ್ರದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಡಲ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ 
್ಲಿ ಮ _ 
[ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ 43.400 ರಿಂದ 437408 ಮೀ ವರಗ | ನ ಪಿಎಸ್‌ತಿ 2000 475.00 
7735.00 1805.35 A 238 180297 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 4651.00 4771.41 2156.07 2615.67 


ವ 


ಕ್ರ ಅಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಪುಂಜೂರಾದ - | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ f 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ನತು ವಿಸಾಂಕ Roan ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟುವೆಡ | ಭೀಕಾಗುವ ವತಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
7 7] 4 5 6 7 [) RE 
[83 [ದರ ಕನ್ನಡ ಜಲ - ಜ್‌ 
1 ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
1 |ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ನರ। 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 3.600 ರಿಲದ 3.900 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ (ಚೈ 
5700 ರಿಂದ380 ಕಿಮೀ ಪಲ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ | ನಿಡಿ ಪಿಸಾಪಿ2029 (3-1 9 
ಡಿ 351912) ದಿ:28 09.202 
- ವ ~ 
2 |ದೆಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 4.100 ರಿಂದ 4.450 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ ಸ 
4200 ರಿಂದ 4300 ಕಿ.ಮೀ ವರ) ಸಮುದ್ರ ಕೂರತ | ನಡತ ತಿಬಸ್‌ಪಿ 2020 (3 210.00 
ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು 1135 ಮೀ. ಉದದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 450 ಮೀ. ಉದ್ದದ 
—/ 18. } - ನ ದೆ. ಬಾಕಿ-ಉಳಿದ್ದ 
3 |ದಕ ಜಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲಾನ ಮಾನಾ 154834 51844 2810 (ಶೇ.45 rh ಹಾ pa ಗ 
'ಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 22.500 ರಿಂದ 22750 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ _ 4 ರ 
(ಚೈ 23.600 ರಿಂದ 23.725 ಕಿ.ಮೀ ವಲೆಟ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ| ನಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (- 150.00 ಸ 
ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ 351912) ದಿ28.09.2020 
4 |]ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪುರ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 23.600 ರಿಂದ 23.900 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನ 
(ಚೈ 24920 ರಿಂದ 25.055 ಕಿ.ಮೀ ವರೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ನ ಸವ್‌ ನಿ ರ ip 160.00 
ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ _ - 
57]ದಕ ಜಲಯ ಮೂಡುವಿದ್ರ ಸಾಮಾನ ಸಮಾ] 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 37.600 ರಿಂದ 37.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ PERS SSE Shad 
37360 ರಿಂದ 37560 8.ಮೀ ವರ ಸಮುದ್ರ ಕೂರತ | ನದಿ ಪಿಎಸ್‌ 2020 (8: 165.00 
ತಡೆಗೋಡೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 
6 |ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು - 
ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 24.690 ರಿಂದ24920, | ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಮಿ 2020 (ಣ- 250.00 
ಕಿ.ಮೀ ವರಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ 351912) ದಿ:28.09.2020 ¥ 
[- £ - 
7 [ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸಸಿಹಿತ್ಸು ಎ೦ಬ ಸರಪಳಿ 
37160 ರಿಂದ 37360 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ | ಐಡಿಡಿ/2/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ- ಸ 
ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ § 351912) ದಿ:28.09.2020 
ದ.ಕ ಜಿಲ್ತೆ ಒಟ್ಟು 1475.00 1546.54 518.44 1028.10 
ಒ ತೆ. *ದೆ.ಕ. ಜಿ 
ಟ್ಸುಣಯ. ಉಡುಪಿ*ದಸ. ಜಿಲ್ಲೆ 9987.00 10186.35 4628.32 5558.36 


ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜರುಸೊರಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆ, ಕಾರವಾರ 


